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SPRAWOZDANIE ' 


KOMITETU BUDOWY STADIONU 


za okres od 26.IV.85 do 1.V.1988 r. 


Komitet Budowy Stadionu postanowił drogą niniejszej 
ulotki podać do wiadomości pracowników zwięzłe sprawozda- 
nie z przebiegu swej działalności, przedstawiając krótki bilans 
prac, wpływów i wydatków pieniężnych oraz zamierzenia na 
przyszłość. Wydanie ulotek Komitet uznał za konieczne z te- 
go względu, że na ogólnych rocznych zebraniach bywa tylko 
część pracowników, wywieszane zaś na Fabryce dotyczące 
sprawozdania buchalteryjno-finansowe czyta niewiele osób. 
Wskutek takiego stanu rzeczy większość pracowników nie 
orjentuje się wcale w pracach Komitetu, lub też urabia sobie 
mylne poglądy na całokształt sprawy. 

Dla odtworzenia pełnego obrazu powstania i działalności 
Komitetu, przypominamy przede wszystkim następujące fakty: 

1) w dniu 26. IV. 35 r. na ogólnym zebraniu pracowni- 
ków F. Broni został powołany do życia Komitet budowy Sta- 
dionu, który niezwłocznie rozpoczął swą działalnoś. 

.2) W dniu 18.V.35 r. w momencie śmierci I-go Marszał- 
ka Polski pracownicy na ogólnym zebraniu postanowili jedno- 
głośnie uczcić pamięć Wielkiego Budowniczego i Obrońcy Oj- 
czyzny przez nazwanie budującego się stadionu Jego imieniem, 
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wychodąc z założenia, że wychowanie fizyczne szerokich mas 
społeczeństwa jest ważkim czynnikiem podniesienia potencjo- 
nału obronności kraju w jego najważniejszym elemencie t. j. 
w elemencie ludzkim. ; 

3) W dniu 7.XI[.37 r. na ogólnym zebraniu pracowników 
zaaprobowano jednogłośnie działalność Komitetu, zatwierdzając 
równocześnie sprawozdania finansowe i budżetowe. 

Ze sprawozdań i kontroli prace na miejscu wynika, że 
większość robót na stadionie jest już wykonana, tak, że obe- 
cnie gotowe są do użytku następujące urządzenia: 

1) boisko piłki noznej—doskonale zniwelowane i kilka- 

krotnie obsiane trawą. 

2) tor kolarski (500 metrów)—jeden z Epszęch w Polsce. 

8) bieżnia elastyczna, ułożona według wszelkich przepi- 

sów sportowo-technicznych. 

4) urządzenia do lekkiej atletyki (dysk, kula, oszczep, 

skocznia w dal, skocznia wzwyż). 

5) koszykówka. 

6) strzelnica małokalibrowa. 

7) A wiatrówkowa 

8) tor tuczny 

9) trzy korty tenisowe pierwszorzednej jakości. 

Poza tym wykonano cały szereg robót ziemnych i plan- 
tacyjnych jak drogi, niwelacje terenów, trawniki i zieleńce, 
wykop pod pływalnię i t. p. 

„Sprawozdanie finansowe za cały czas działalności Komi- 
tetu na dzień 1.V. 1938 roku przedstawia się jak następuje: 


WPŁYWY 
| | w złotych | w złotych 


I Własne: 


1) Dobrowolne ofiary pracow 
ników  . : : . 1107,314.86 


2) Przydzielone przez Fabryke 

z funduszów, potracanych 

pracownikom na cele kul- 
turalno-oświat. i sportowe |110,958.50 
Do przeniesienia . |218,268.36 


A 


= 


3) 
4) 


5) 


Z przeniesienia 
Wplywy od róznych. 
Wpływy ze sprzedaiy pocz- 
tówek propagandowych 
Specjalna składka od człon- 
ków K. K. O. na spłatę za- 


| w ztotych | w złotych 


218,268.36 
989.91 


: 935.40 [220,193.67 


ciagnietych pożyczek w Fun- | 


duszu Pracy w Kielcach 
innych: 


Zaciągnięte pożyczki w Fun- 
duszu Pracy w Kielcach: 
pożyczka I. 
A Mi 


Ogółem wpływy 


WYDATKI 


budowę stadionu 
im. Marsz. Piłsudskiego 


Strzelnica wiatrówkowa 
Bieżnia 
Korty tenisowe 
Skok wzwyż À 
Skocznia w dal io o i 
Boisko pilki noznej . 
Koszykówka 
Rzut dyskiem . 

„ kulą 

» - oszczepem 
Tor kolarski 

» tuczny 
Piywalnia (roboty ziemne— 
projekt) . 


Do przeniesienia 


18,934.05 


13,500.— 
15,000.— | 28,500.— 


967,627.72 

w złotych Co | w złotych | w złotych | w złotych | 
934.43 
29,175.32 
17,308.71 
2,662.92 
= 840.40 
10,370.83 
156.80 
— 
412.89 
216. 
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15,639.31 
876.37 


. | 23,941.15 


103,206.13 


II 


INI 


Z przeniesienia 


14) Roboty terenowe - uporzad- 
kowanie terenu, urządzenie 
placów i dróg . 


Różne wydatki: 


1) Koszt wykonania 10000 szt. 
pocztówek propagandowych 
2) Plakaty i afisze propagan. 
3) Koszty nadzoru techniczne- 
go nad robotami, wykony- 
wanymi przez prac, F. Br. 
4) Mater. do budowy w 1938r. 
5) Zakup niezbędnego sprzętu 
6) Weranda przy domku sport. 
1) Roboty gospodarcze — kon- 
serwacja i remont urządzeń 
sportowych i utrz. porządku 
8) Różne drobne — materiały 
piśmienne i druki 


Na inne cele: 


1) Spłata zaciągniętej pożycz- 
ki w Fund. Pracy w Kielcach: 
pożyczka I. 
sł Ti“: 


Ogółem wydatki . 


Pozostałość gotówki na 
dzień 1 maja 1988 r.: 

W kasie Komitetu bud. Stadionu 

Zdepon. w Banku Gosp. Krajow. 
5 w K. K. O. przy F. Broni 
5 w F. Broni 


| Zaliczki do obrachunku . 


600.— 
24.60 


476.50 
986.45 
552.12 
183.74 


3,620.31 


14.70 


9,000.— 


1,368.81 


31.58 
97,063.20 
4,181.18 
1.39 


| w ch TE w w złotych 
[103,206.13 


. | 45,677.01 |148,883.14 


7,058.42 


_10,368.81 | 
166,310.37 


40.— |101,317. 35 


267,627.72 


haint feto bet 


Do zestawienia jak wyzej nalezy dodaé przepracowane 
bezpłatnie przez pracowników na stadionie w r. 1985—11000 
godzin, w roku 1936—11440 godzin— razem: 22440 godzin oraz 
świadczenia Fabryki w postaci wybudowania strzelnicy mało- 
kalibrowej, remontu i przeróbki domu na stadionie, robót te- 
renowych i niwelacyjnych, oparkanienie terenu i t. p. wszyst- 
ko wartości ok. zł. 74000.—, nie licząc przydzielonego terenu 
o=powierzchni 4,4 hekt., wartości ok. zł. 273.000. — 

Obecną troską Komitetu jest wykonanie ostatniej wię- 
kszej pracy t. j. wybudowanie żelbetonowego basenu pływac- 
kiego p/g. opracowanego projektu inż. Szniolisa, jednego z naj- 
lepszych specjalistów w dziale budowy pływalni. 

Zaprojektowany basen o wymiarach: 50xX25 mtr., głębo- 
kości od 1,10 do 3,79 mtr. — zostanie zaopatrzony w najno- 
wocześniejsze urządzenia techniczno-higieniczne i gospodarcze, 
a więc: aparaty do automatycznego oczyszczania wody, brodzi- 
ki, skocznie, fontanny, natryski, szatnie, plaże, solarium, try- 
buny, pomieszczenie dla lekarza i t. p. — Koszt budowy ba- 
senu wraz z urządzeniami przewidziany jest na ok. zł. 350000. 

Po wybudowaniu pływalni i zakończeniu kilku drobnych 
robót terenowych, Stadion—pomnik Marszałka J. Piłsudskiego 
będzie całkowicie zakończony i jako jeden ze wzorowych sta- 
dionów Polski—stanie się chlubą pracowników Fabryki. 

Ponieważ życie idzie ciągle szybko naprzód i dyktuje 
wciąż nowe zadania i nowe obowiązki, pracownicy muszą do- 
łożyć wszelkich starań, by rozpoczęte przed paru laty i już 
znacznie zaawansowane dzieło jaknajszybciej zakończyć, tak, 
by stadion mógł być w niedługim czasie w całości oddany do 
użytku. 


Radom, maj 1938 r. 


SEKCJA PROPAGANDOWA: PREZYDIUM KOMITETU: 
(—) J. Gumiński. (—) K, Ołdakowski 
(—) 8. Trębala (—) J. Chrzczonowicz. 


(—) L. Sielicki. 
PREZES KOLA K. OŚW.(—) J. Janiszewski. 


SEKRETARZ KOMITETU BUD. STADIONU (—) K. Sakowicz. 
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WET ERRE gor OE. 


